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. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या 


दिनांक २० ऑक्टोबर, 2023 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या करिता 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


0०२. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत धुळे महानगरपालिकेचा रस्ते विकास प्रकल्प 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ६ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे 
मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नाशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 


दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या धुळे 
महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


हा रस्त्याचे नांव कामाची मुळ 
किंमत 

८० फुटी रोड स्टेशन रोडपासुन ते कनोसा कॉन्व्हेंट स्कुल पावेतो रस्ता 

a ee aera १६७८६९३७ 
डांबरीकरण करणे. 

२ | पवन नगर अंतर्गत बंदिस्त गटार व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १२४३२३२९ 

डु जळगाव जनता कॉलनी, विठ्ठल नगर अंतर्गत बंदीस्त गटार व रस्ता meant 
क्रॉक्रीटीकरण करणे. ne 
१०० फुटी रस्ता चाळीसगांव रोड ते मालेगाव रोड तसेच रस्त्यालगतचे रस्ते व 

४ eee १६५८४५७५ 
गटार तयार करणे. 
चाळीसगांव रोड लगत भगवान अंपळकर यांच्या दुकानासमोरील गटार तयार 

4 करणे १६५६२७१३ 
१ 

: Tes नगर, अंबिका नगर, SRA नगर, कोरके नगर, शिंदे नगर भागात कतला 
शिळ चा आळी १८४५७५ 
बंदीस्त गटार व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
गोविद अर्पाटमेंट, सुगंध नगर, मिरजकर नगर, Co गाळे, वल्लभ नगर, विश्वकर्मा 

७. रार ति त वां १६५८४५७५ 
, स्नेह नगर भागात बंदीस्त गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 
नॅशनल हायवे व विश्वकर्मा मंदिर मेन रस्ता तयार करणे. १६७८०६०६ 
आनंदनगर, इंद्रप्रस्थ नगर व रामकृष्ण नगर अंतर्गत रस्ते कांक्रीट करणे. १२४००१६१ 
प्र.क्र.४ मधील जयहिंद कॉलनी, राजपूत कॉलनी, मयूर कॉलनी व गिता नगर 

१० ग ति विकतो १६५३००९६ 
भागात अंतर्गत रस्ता काँक्रीट करणे. 
प्र.क्र.३ श्री. भावसार यांच्या घरापासून ते श्री. पंजाबराव पवार ते श्री. योगेडा 

षि भ्या व ae epee nee ५८०२८२३ 
पाटील यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता व गटार करणे. 

१२ । प्र.क्र. १७ शिवप्रभु कॉलनी अंतर्गत सर्व काँक्रिट रस्ते व गटारी करणे. ५८१३९३७ 

१३ । प्र.क्र. १६ सत्यसाईबाबा सोसायटी भागात अंतर्गत कॉंक्रिट गटार व रस्ते करणे. ४१३२०६२ 
कस्तुरबानगर मध्ये श्री. एम.डी. पाटील यांच्या घरापासुन ते श्री. सोमराज 

१४ | पाटील तसेच श्री.लोंढे ते श्री. खलाणे यांच्या घरापर्यंत रस्ते कॉक्रिटीकरण २०७७३०३ 
करणे. 
प्र.क्र. ६ मोराणे वसंत सुर्यवंशी ते नाना तावडे यांचे घरापर्यंत रस्ता व गटार 

q4 क्रॉकीटीकरण करणे ४९८४००८ 
क्रॉकीटीकरण करणे. 

१६ । प्र.क्र. ६ मोराणे श्रीराम मंदीर ते आरोग्य केंद्रापर्यंत रस्ता क्राकोटीकरण करणे. ३३१०६६२ 

१७ | प्र.क्र. ६ मोराणे आबा श्रीराम ते गुलाब पाटील यांचे घरापर्यंत रस्ता २४९७७७८ 
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शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 


प रस्त्याचे नांव कामाची मुळ 
किंमत 

क्रांकोटीकरण करणे. 

१८ | प्रक.६ मोराणे विनोद कुंभार ते सुनिल पारधी यांचे घरापर्यंत रस्ता ही 
क्रॉकीटीकरण करणे. 

jee समृध्दी नगर बोर्डापासून ते जे.के. खैरनार सरांच्या घरापर्यंत रस्ता ता 

क्रॉकीटीकरण (७1९१५) 

क्रॉकीटीकरण करणे. | 

२० | Ub. ५ देवपुर भागात नकाने रोड ते सुंदर माधव बंगला पर्यंत रस्ता करणे. २०७७१२२ 

२१ | प्र.क्र.५ श्री विसपुते जाधव यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे. २०७७१२२ 

२२ | Wm. 4 गौरव जगताप ते नवनाथ मंदिर पर्यंत रस्ता कांक्रीट करणे. ४१४०३२३ 
प्र.क्र.५ प्रमोद नगर भगवान AY बोरसे ते चौधरी यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीट 

es २०७७१२२ 
। 

२४ | प्र.क्र.५ तुळशीराम नगर भागांत अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे. ४१४०१४० 

२५ । प्र.क्र.५ शिवप्रताप कॉलनी येथे विविध भागात रस्ते काँक्रीट करणे. ४१४०३२३ 

ag | मरिमाता मंदिर ते दिनेश भामरेच्या घरापर्यंत आणि मांगवाडा च्या ae 
अंतर्गत बोळीमध्ये सिमेंट कॉंक्रिट रस्ता करणे. 

२७ |परकर-३ जामा मस्जिद ते मंडया बापू घरा पर्यंत व पूर्ण भांडपूरा विविध ठिकाणी ere 

गटे की fe) 

सिमेंट priate रस्ते तयार करणे. ह 
प्र. क्रं. ३ दुर्गा माता मंदिर ते समीर वखार वाला यांच्या घरापर्यंत रस्ते काँक्रिट 

२८. यो २४७६५७४ 
. 
प्र. क्रं. 3 शिवपार्वती कॉलनी भागात श्री पवार ते लेवा भवन ते उमराव नगर बोर्ड 

२९ | वश्री घरटे सर ते श्री ए आर मोरे व श्री ए बी पाटील ते गोंदुर रोड, मॉर्निंग ग्लोरी ८३५६९८२ 
ते SAAT कुडे यांच्या घरा पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. 

ह परिमल कॉलनी भागात श्री. गजकुमार शहा ते इंजि. श्री पाटील साहेब यांच्या पव 

ठ ३२ को त्या oO 

घरापर्यंत रस्ता क्रॉकीटीकरण करणे. 

३१ | आदर्श कॉलनी भागात अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे. ४१४२०६० 
श्री काकुस्ते ते श्री दुसाने ते श्री पवार यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण 

i eee २०७७३०३ 
। 
श्री. आघाव ते श्री डॉ. पाटील (अजिक्य हॉस्पीटल) पर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण 

त २४८२३३८ 
. 
भरत नगर येथील श्री शिदे ते श्री साळुंखे यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण 

३४ करणे २४५६०८३ 
। 
प्र. sb. ८ मध्ये वलीपुरा गुफरान पहेलवान ते राजु भांगवाला रोड काँक्रिट रस्ता 

३५ २०६०००९ 
तयार करणे. 
प्र. क्र. ८ माधवपुरा रफोक साबुन वाले घर ते फैज मदनी यांच्या घरापर्यंत 

३६ कॉंक्रिट रस्ता तयार करणे २०५९२७० 
कॉंक्रिट रस्ता तयार करणे. 
प्र.क्र.१९ चाळीसगाव रोड पासून ते श्री. सईद पिजारी यांच्या घरापर्यंत रस्ता 

30 वकां ~~ _ करो ४१२०००२ 
कॉक्रिटीकरण करणे. 
प्र.क्र. १९ श्री. मसुद हाजी यांच्या घरापासून ते श्री. याकुबभाई यांच्या घरापर्यंत 

३८ ४११९५१० 


रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 


पृष्ठ१०पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 


a रस्त्याचे नांव कामाची मुळ 
किंमत 
त. रेऊनगर, स्वामी नगर, उन्नतीनगर, केशरनगर, इंद्रप्रस्थनगर, जितेंद्रनगर, हत लो 
ली वां ही 
शिवाजीनगर येथे अंतर्गत रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
प्र.क्र. १ प्रविण साळवे यांच्या घरापासून ते नकाणे रोड पर्यंत रस्ता खडीकरण व 
४० a ४१४०१४० 
डांबरीकरण व 
प्र.क्र. १ पवननगर बोर्डापासुन से अष्टविनायक नगर बोर्डापर्यंत रस्ता 
°F a ४१४०१४० 
डांबरीकरण । 
४२ | प्र.क्र.१ भिवसन नगर व संतोष नगर अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण करणे. ४१४०३२३ 
४३ | WH. १ यशोधन कॉलनी व सिंचाई कॉलनी अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे. ४१४०३२२ 
प्र.क्र. १ डॉ. सिसोदिया ते राहुल बागुल यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण 
४४ | ठरणे ४१४०३२३ 
; 
si, प्र.क्र. १२ कबीरगंजमध्ये आसिफ कसाई यांचे घरापासून ते शकील टेलर यांच्या soe 
घरापर्यंत कॉक्रिटीकरण () 
> | aerate wea का किंटीकरण करणे 
de प्र.क्र. १२ कबीरगंजमध्ये इम्रान आजमी यांची बेकरी पासुन ते अय्युबभाई 1. 
यांचे काँक्रिटीकरण 0 
टाईल्सवाळे यांचे घरापावेतो रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 
४७ प्रक. १२ कबीरगंजमध्ये फिरोज सर यांचे घरापासून ते जावीद किराणा यांचे वे 
कॉक्रिटीकरण 0 
घरापावेतो रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 
४८ प्र. १२ कबीरगंज मध्ये रहेमत मस्जिदचे मागे विविध भागात रस्ते ee 
कॉक्रिटीकरण करणे. 
ge तिक श्री. नरेड सोनार यांच्या घरापासून ते देवपुर दवाखान्यापर्यंत रस्ता क. 
काँक्रिटीकरण ४] 
कॉक्रिटीकरण करणे. ; : 
wo परक. नरेश सोनार यांच्या घरापासून ते श्री. यादवा यांच्या घरापर्यंत आरसीसी ता 
धे ४) 
© | eR करणे: : 
८१ | हक. पंचवटी भागात बाळू खरोटे यांच्या घूरापासुन ते मधुभाऊ महाले यांच्या वा 
घरापर्यंत कॉक्रिटीकरण >) 
"| घरापर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 
ug कि पंचवटी भागात विजय चौधरी यांच्या घरापासून ते श्री. शरीफ खाटीक ती. 
4 वी घरापर्यंत कॉक्रिटीकरण fe) 5 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 
र प्र.क्र. १८ मोहाडी उपनगर भागात वालचंद बापुजी नगर अंतर्गत रस्ते pee 
कॉक्रिटीकरण 0 
| aiden करणे 
प्र.क्र. १८ मोहाडी उपनगर भागांतील जयशंकर कालनी ते रेसिडेन्सी हाटेल 
५४ ee तारी ८२२८२६० 
पावेतो रस्ता Hise व गटार । 
दष । तक. १८ मोहाडी उपनगर भागांतील पंडित देसले यांच्या घरापासून ते अमृत pore 
S| side urddl wel ifthe व गडार करणे र 
प्र.क्र. १५ भावसार कालनी, वैभव नगर भागातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण 
५६ करगे ८३०३८१८ 
व 
si नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या पुतळयापासुन ते ८० फुटी रोड ते नटराज तह कर 
$ a डांबरीकरण fe) ०० 
टॉकीज रामदेव बाबा नगर पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. 
SRA महाराज चौक ते लोकमान्य हॉस्पिटल ते तिरंगा चौक पर्यंत रस्ता 
५८ ५३४७१६२३ 


डांबरीकरण करणे. 
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a रस्त्याचे नांव कामाची मुळ 
किंमत 
५९ । बाळपुर परिसर अंतर्गत रस्ते कांक्रीट करणे. १६४८६५९२ 
६० | प्रभाग क्र. ११ अंतर्गत मध्ये कॉक्रीट रस्ते व गटार करणे. ८२९९१६१ 
६१ । प्रभाग क्र. १० वरखेडी परिसरात अंतर्गत रस्ते कांक्रीट करणे. २४६१९४४७ 
६२ | प्रभाग क्र. १ मध्ये वलळवाडी परिसर अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे. ८१५१८७८ 
प्रभाग क्र. ६ मधे मोराने परिसर व नकाणे परिसर अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण 
&3 करणे ८१३८२१५ 
ी 
६४ | सामिल परिसरात रस्ते कॉक्रीट करणे. १६४८०५५० 
एकुण (रुपये) | ५२२२७८०६४ 
Royalty Charges ५१८७५२२ 
Add GST १८% २९४०१००५१ 
Labour Insurance १% ५०४५००५ 
VQCC Testing Charges १२४५१६५ 
Total | ६२७७६५८०७ 
Say Rs.| ६२.७८ Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांका पासून 
१८ महिने 
०२. धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
Le चा आयचा राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
आ जराते नाव गजर Fibra अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत तिसया वतीय 
किंमतीच्या ७०%) किंमतीच्या ३०%) 
1 १_| 2 3 8 4 
Ea धुळे रु. ६२.७८ रु. ४३.९५ रु. १८.८३ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 


खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


बो 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन धुळे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावे. 


२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 


अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी ८० टक्के वैकल्पिक अटींची 


पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 
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1) 


बंधनकारक सुधारणा :- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात महानगरपालिकेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू 
नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


I) 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे 


आवर्यक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन 


झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे 
बंधनकारक राहिल. 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 
तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८० % करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील 
वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 
वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 


सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य 
जलसंचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) 


करुन घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन 
विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


9: 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial 
Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश 
दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा 


निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्या प्रमाणातील स्वहिस्सा 
हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते 
उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ१०पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 


३. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिश्याचा निधी 
उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
१४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी 
यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिश्‍्याची रक्‍कम अशा 
एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत 
केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱया हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद 


प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय 
यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 


राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक 
देयकामध्ये राज्यशासनाच्या हिउड्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिउड्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा 
योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने 


मंजूर Goo निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही 
कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील 
व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची 
आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित 
अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


= निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


ने 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन 
यंत्रणा धुळे महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पाळन करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्त, धुळे महानगरपालिका यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील 


सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 
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8. 


सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. या 
प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मळनि:स्सारण ST कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार 
नाहीत अशा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, सदर 
प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेली 
नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍त यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची 


खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी 


करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


3) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या 


विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ 
तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक राहील. तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 
१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत* मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिड्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत 
बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), 
“महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन 
मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता 


केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


ie 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 
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२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शार्ती :- 


१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता 
कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शा्तींची पूर्तता 
करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३१२०४१८५९४९४०२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT ee 


jantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N DG E email=shrikantandge@nic.in, c=US 
Date: 2023.12.05 13:12:20 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्यसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२), मंत्रालय, मुंबई. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 


८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


११, 
१२. 


. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 


. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग. 


पृष्ठ१०पैकी९ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 


१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१४. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 
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